मोजे पथ्रोट, ता. अचलपूर, जि. 
अमरावती येथील खेकडा नाल्यावर पूर 
संरक्षक कामाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रशामा-२०२२/ (प्र.क्र. ९४०/२०२२)/ सिं.व्य.(महसूल) 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२, 
दिनांक: ०१/१०/२०२४ 


बाचा : १) शासन परिपत्रक क्र. एफडीडब्ल्यू १०९२/१७०-सिंव्य,(कामे) दिनांक ७ ऑगस्ट, १९९२ 
२) शासन निर्णय क्र. पूसंभि २०१९/(प्र.क्र.१९५/२०१९) सिंव्य.म.दि.३१/८/२०१९ 


प्रस्तावना :- 

मोजे पश्रोट गाव हे महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्यातील अचलपूर तालुक्‍यात 
असून खेकडा नाला UMS गावाच्या मध्यातून वाहतो. या नाल्यातून पावसाळ्यात येणाऱ्या पुराच्या 
पाण्यामुळे नाल्याच्या दोन्ही बाजूस मालमत्तेचे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. सदर नाल्यामधून 
पुरांचा विसर्ग बाहून जात नसल्याने दरवर्षी पुराचे पाणी गावामध्ये पसरते, करिता स्थानिक लोकप्रतिनिधी 
ब गावक-यांनी खेकडा नाल्याचे खोलीकरण, रुंदीकरण व लोकवस्ती असलेल्या भागात पूरसंरक्षक भिंत 
ब इतर कामांची मागणी केली आहे. त्यानुसार क्षेत्रीय कार्यालयामार्फत सदर कामाची पाहणी करुन 
अंदाजपत्रक शासनास सादर केले आहे. मोजे पश्रोट, ता. अचलपूर, जि. अमरावती येथील खेकडा 
नाल्यावर पूर संरक्षक कामाच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. त्यानुसार शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 
विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर अंतर्गत मोजे Vette, ता. अचलपूर, जि. अमरावती 
येथील खेकडा नाल्यावर पूर संरक्षक भिंत बांधकामाच्या कामासाठी रू २१,९५,५०,५९१.०० 
( रु. एकवीस कोटी पंच्याण्णब लाख पन्नास हजार पाचशे एक्याण्णब ) एवढया खर्चाच्या जलसंपदा 
विभागाच्या सन २०२२-२३ व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सन २०२२-२३ च्या दरसूचीवर 
आधारित अंदाजपत्रकास खालील अटींच्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. 
अ) शासन निर्णय क्रमांक पुसंभि-२०१९/(प्र.क्र.११५/२०१९)/सिंव्य(म), दिनांक ३१/०८/२०१९ मधील 
तरतूदी नुसार कार्यवाही करावी. 
ब) शासन परिपत्रक क्र. एफडीडब्ल्यू-१०८९/२४३/८९/सिंव्य(कामे), दि. २१.९.१९८९ व 
दि.०३/०५/२०१८ नुसार पूर रेषा आखणी केल्यानंतरच पूर संरक्षक भिंतीची संरेखा निश्‍चित करावी. 
क) भिंतीच्या बांधकामासाठी भूसंपादन करू नये, बांधकामासाठी आवश्यक जमीन संबंधितांनी 
विनामोबदला उपलब्ध करून द्यावी, पूर संरक्षक भिंतीच्या बांधकामामुळे नदीप्रवाहाला अडथळा निर्माण 
होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 
ड) पूर संरक्षक योजना राबविल्यानंतर परिसरातील पाण्याचा निचरा योग्य पध्दतीने होईल, याची दक्षता 
नियोजनात घ्यावी. 
इ) सदर योजना पूर्ण झाल्यानंतर पूर संरक्षक मौजे Ute, ता. अचलपूर, जि. अमरावती येथील खेकडा 
नाल्यावर पूर संरक्षक भिंत बांधकामाच्या प्रस्तावास, मौजे पश्रोट, ता. अचलपूर, जि. अमरावती 
ग्रामपंचायतीने ताब्यात घेऊन भविष्यातील देखभाल व दुरूस्ती करावयाची आहे. तांत्रिक मान्यता 


देण्यापूर्वी तसे लेखी बंधपत्र संबधित ग्रामपंचायतीकडून प्राप्त करून घेण्याची जबाबदारी तांत्रिक मान्यता 
देण्यास सक्षम अधिका-यांची असेल. 
ई) काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास त्वरीत उपलब्ध करून द्यावे. 
प्रस्तावित कामासाठी होणारा GT ४७११ पुरनियंत्रण प्रकल्पावरील भांडवली खर्च, १९०- 

सार्वजनिक क्षेत्रातील ब इतर उपक्रमातील गुंतबणुका, (०१) सार्वजनिक क्षेत्रातील ब इतर उपक्रमातील 
गुंतबणुका, (०१) (०५) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर भागभांडबली अंशदान (४७११ 
२८८३ )” या लेखाशीर्षाखाली करावा व मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

या कामास प्रदान करण्यात आलेली प्रशासकीय मान्यता सिं.व्य. (महसूल) कार्यासनाच्या 
नोंदवहीमध्ये क्र. ८३/सन २०२४ वर नोंदविण्यात आलेली आहे. 


नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ २७०/२०२४, दि- २४/०६/२०२४ व वित्त विभागाच्या 
अनौपचारिक संदर्भ १३७४/२०२४, दि- २३/०७/२०२४ च्या सहमतीनुसार हा शासन निर्णय निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संगणक संकेतांक २०२४१००११६५२५९२५२७ असा आहे. 

हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

SONAL ANAND 

GAIKWAD = 

( सोनल गायकवाड ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत :- 


१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२) मा.मुख्यमंत्री यांचे कार्यालय, 

३) मा. उपमुख्यमंत्री (जलसंपदा / वित्त ब नियोजन) यांचे कार्यालय 

४) मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, विधानसभा, विधानभवन,मुंबई 

५) मा.सभापतो/उपसभापती, विधानपरिषद, विधानभवन,मुंबई 

६) मा.वबिरोधी पक्षनेते, विधानसभा,मुंबई यांचे कार्यालय,विधानभवन, मुंबई 
७) मा.बिरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद Hats यांचे कार्यालय, विधानभवन, मुंबई 
८) अपर मुख्य सचिव (जलसंपदा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

९) सर्चिव (जसंव्य व लाक्षेवि), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१०) महालेखापाल-१ (लेखा वअनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
११ महालेखापाल-२ (लेखा वअनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
१३) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर, 
१४) आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) मुख्य अभियंता (जसं), जलसंपदा विभाग, अमरावती 

१६) अधीक्षक अभियंता, उर्ध्व वर्धा सिंचन मंडळ, अमरावती 

१७) सिं.व्य.(महसूल)कार्यासन संग्रहार्थ. 


शासन निर्णय क्रमांक : प्रशामा-२०२२/ (प्र.क्र.१९४०/२०२२)/ सिंव्य (महसूल), 


दि:- ०१/९०/२०२४ चे सहपत्र 


अ.क्र. Description of Item USA नंतरची रक्‍कम (रु.) 
4 Amount of Main work १७६२३६९७२४.०० 
र १ % Insurance १७६२३६९७.०० 
3 Add १८% for GST २३१७४६५५०.०० 
1-1 Royalty charges ४२७९५२८.०० 
ष्‌ ३ % Contingencies ५२९१०९२.०० 
Total Amount २१,९५,५०,५९१.०० 


SONAL ANAND 
GAIKWAD 


( सोनल गायकवाड ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


